जोंधळखेडा लघु पाटबंधारे योजना 
ता. मुक्ताईनगर, जि.जळगाव या प्रकल्पास 
रु.३०.८४ कोटी इतक्या किंमतीस द्वितीय 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळणे बाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१५/(१२६/२०१५)/ ल.पा. 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ सप्टेंबर, २०२१ 
पहावे :- 
१) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव यांचे जा.क्र. 
कासं/तापाविम/प्रशा-५/२३२५/सन-२०१५, दि.१४/०५/२०१५ चे पत्र. 
२) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव यांचे जा.क्र. 
कासं/तापाविम/प्रशा-५/३०८०/सन-२०१९, दि.२५/०४/२०१९ चे पत्र. 
३) वित्त विभागाचे पत्र क्र.व्यअस २०२१/प्र.क्र.१०१/अर्थ-२ दि.२०.८.२०२१ 
प्रस्तावना:- 
जोंधळखेडा लघु पाटबंधारे योजना तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ जळगाव 


अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्‍यातील असून जोंधळखेडा गावाच्या उत्तरेस १ 
कि.मी. अंतरावर स्थानिक नाल्यावर बांधण्यात आलेला आहे. सदर प्रकल्प हा तापी खोऱ्यातील पुर्णा 
उपखोऱ्यातील आहे. सद्य:स्थितीत माती धरणाचे उंचीवाढीचे काम पूर्ण असून सन १९९७ पासून 
उंचीवाढीच्या पुर्वीचा प्रकल्पीय १००% पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. प्रकल्पाचा पाणीसाठा ३.३६ 
दलघमी इतका आहे. तथापि, एकात्मिक जळ आराखड्यात पाणी वापराची तरतुद २.४०७ दलघमी 
इतकीच असल्याने महामंडळाने प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र ५३७ हे. ऐवजी ३३९ हे. करून पाणीवापर २.४०७ 
दलघमी इतकाच मर्यादीत ठेवला आहे. 

सदर योजनेस शासन निर्णय क्र. एम.आय.डब्ल्यु./१२७४/७७१७९/लपा-१,दि.०४.०७.१९७५ 
अन्वये रु.०.१४ कोटी इतक्या रकमेस दरसूची वर्ष १९७४-७५ नुसार मुळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव यांचा निर्णय क्रमांक तापाविम/ 
कासं/प्रवि-४सु.प्र.मा./३९/लपायो२००२, दि. ०१.११.२००२ या प्रकल्पाचे सन १९९९-२००० च्या 
दरसूचीवर आधारीत रु.७.८१ कोटी इतक्या किंमतीस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आली आहे. मध्यंतरीच्या काळात योजनेच्या खर्चात दरसूचीतील बदलामुळे झालेली वाढ, 
भूसंपादनातील वाढ , जादा दराची निविदा मुळे वाढ, अपुरे सर्वेक्षण व तरतुदीमुळे झालेली वाढ, 
इतर कारणामुळे झालेली वाढ, अनुषंगिक खर्च या कारणांमुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ होत 
असल्यामुळे योजनेस व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे आवश्‍यक झाले आहे. याचा 
विचार करता या प्रकल्पास जलसंपदा विभाग दरसूची २०१६-२०१७ वर आधारित रु.३०.८४ कोटी 
इतक्या किंमतीस व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि.१२ जुले, २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत दिलेल्या 
मान्यतेनुसार व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय खालीलप्रमाणे घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१५/(१२६/२०१५)/ ल.पा. 


शासन निर्णय :- 


जोंधळखेडा लघु पाटबंधारे योजना ता. मुक्ताईनगर, जि.जळगाव, या प्रकल्पास जलसंपदा 


विभाग दरसूची २०१६-१७ वर आधारित रु.३०.८४ कोटी (रूपये तीस कोटी चौर्‍्याएऐंशी लक्ष फक्त) 


इतक्या किंमतीस (प्रत्यक्ष कामासाठी एकूण रु.२८.६४ कोटी व अनुषंगीक खर्च २.२० कोटी) खाळील 


अटींच्या अधीन राहून व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. प्रकल्पाचा 
उपशिर्ष निहाय तरतूदींचा गोषवारा परिशिष्ट - "अ" मध्ये सोबत जोडला आहे. 


१) 


र) 


4) 


(9) 


संपूर्ण प्रकल्प हा प्रस्तावित व्दितीय सु.प्र.मा.किंमतीच्या मर्यादेत करण्याची जबाबदारी/ 
हमी महामंडळाची राहील. 

सदर प्रकल्पाच्या व्दितीय सु प्र मा प्रस्तावामध्ये अंतर्भुत किंमतीस तांत्रिक मान्यता प्राप्त 
करुन घ्यावी. 

सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर 


जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात जलसंपदा 
विभागाने प्रचलित शासन निर्णय, नियम, ७७७ ची मार्गदर्शक तत्वे, वित्तीय अधिकार 
मर्यादा, विहित केळेली निविदा कार्यपध्दती याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे 
आवश्यक आहे व याची जबाबदारी संपूर्णपणे महामंडळाची राहील. 

सदर प्रकल्पासंदर्भात आधीच्या कालावधीमध्ये जर काही आर्थिक व कार्यपद्धतीत 
अनियमितता झाल्या असतील, कोणतीही नियमबाहय कार्यवाही करण्यात आली असेल 
अथवा ज्यामुळे आर्थिक घोटाळा निर्माण होण्याची शक्यता असेल SAA कोणत्याही बाबींना 
शासनाने सहमती दिली आहे असे म्हणता येणार नाही व अश्नी कोणतीही सहमती / मान्यता 
शासनाने प्रस्तुत प्रकल्पाबाबत दिलेली नाही. अशा प्रत्येक प्रकरणी व अशा प्रत्येक बाबीवर 
महामंडळाने विहित कार्यपध्दती अनुसरुन सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता घेणे आवश्‍यक 
राहील.याबाबतची संपूर्णपणे जबाबदारी महामंडळाची राहील. 

व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे या प्रकल्पाबाबत सुरु 
असलेल्या अथवा भविष्यात उद्भवणाऱ्या विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा 
पोहचणार नाही, ती कार्यवाही तशीच चालू ठेवावी. 

सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रीक बाबी अथवा निविदाविषयक 
क्षेत्रीय स्तरावरील निर्णयास किंवा झालेल्या क्षेत्रीय अनियमिततेस मान्यता गृहीत धरली 
जाणार नाही. तसेच सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणारे प्राधिकारी हे झालेल्या क्षेत्रीय 
निर्णयास व अनियमिततेस जबाबदार नसतीळ याबाबतची जबाबदारी निर्णय घेणाऱया क्षेत्रीय 
अधिकाऱ्यांची राहील, अशा तांत्रीक व निविदा विषयक प्रकरणांची तपासणी त्यावेळी 
प्रचलित शासन निर्णयानुसार करणे आवश्‍यक असून याची सर्वस्वी जबाबदारी महामंडळाची 
राहील. 

सदर प्रकल्पावर लाभधारकांची पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात यावी. 
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शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१५/(१२६/२०१५)/ ल.पा. 


या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्र.आय-५ प्रधान लेखाशिर्ष,"४७०२लहान 


पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, (८०) सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 


उपक्रमांतील गुंतवणूका(००),(०३) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान 


(लहान पाटबंधारे) (कार्यक्रम),५४-गुंतवणुका (४७०२ ४९२७)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व 


शासनाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
सदर शासन निर्णय दिनांक १२/०७/२०२१ रोजी झालेल्या व्यय अग्रक्रम समितीच्या 


अनुषंगाने तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४९/२०२०/ कार्यासन १४३४, दिनांक 
०९/११/२०२० अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८९/२०२०/कार्यासन 
व्यय-१२, दिनांक ११/१२/२०२० अन्वये सहमती दिलेली आहे. 

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली व्दितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता लपा 
कार्यासनाच्या प्रशासकीय मान्यता नोंदवहीत २१५ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०९०९१६४१५७५५२७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUSHMA RAJEEV KUDAL 
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(सुषमा कुडल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- परिशिष्ट "अ 
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मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 

सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य., मुंबई 

विरोधी पक्ष नेते विधान परिषद / विधानसभा. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव 

मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव. 

आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.उप सचिव (Fag), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
११. जिल्हाधिकारी, जळगाव. 
१२. अधीक्षक अभियंता, जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,जळगाव. 
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शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१५/(१२६/२०१५)/ ल.पा. 


१३. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१४. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१५. अर्थशाखा १/२ (२ प्रती, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. लपा कार्यासन संग्रहार्थ. 
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शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१५/(१२६/२०१५)/ ल.पा. 


परिशिष्ट-अ 


जोंधळखेडा लघु पाटबंधारे योजना ता. मुक्ताईनगर, जि.जळगाव या प्रकल्पास रु.३०.८४ कोटी 
इतक्या किंमतीस द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळणे बाबत 
शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा २०१५/(१२६/२०१५)/ ल.पा. दिनांक: ०९/०९/२०२१ चे परिशिष्ट 


उपशिर्षनिहाय तरतूदी (किंमत रू. कोटी) 
उप रिच मंजूर प्रथम सुप्रमा | प्रस्तावित व्दितीय सुप्रमा ae 
(दरसूची २००८-०९) (दरसूची २०१६-१७) 
AVR धरण 
अ- प्राथमिक 10.0१ | ,०१ pd 04 | 0,00 | .00 
ब- भूसंपादन ०.२० २.३५ 2.94 
सी- कामे ४.३३ १६.५८ १२.२५ 
डी- रेग्युलेटर ०.१३ ०.२५ ०.१२ 
के- इमारती i saa a || | 0,00 | 
एम -वृक्षारोपण 10.00 ०.०९ ०.०९ 
ओ-किरकोळ कामे ०.०२ ०.२७ ०.२५ 
पी- व्यवस्थापन ०.०७ 10.११ | .११ ०.०४ 
आर- दळणवळण ०.३६ ०.९३ ०.५७ 
एकूण ५.२२ २०.७० १५.४७ 
8)कालवे 
अ-प्राथमिक | कळते, | ०.१७ ०.१६ 
ब- भूसंपादन ०.०४ pd 09 -0,03 
डी- रेग्युलेटर 0,02 | oo ere) 0:09 
ई प्रपात ०.०६ ०.०६ | 00 
एफ- RHT कामे ०.०५ ०.०५ | 00 
जी-पुल 10.0१ | .०१ 10.0१ .०१ | 00 
एच-एस्केप fd 09 ०.०७ ०.०६ 
एल- मातीकाम ०.२२ 1१.०0 | .०० ०.७८ 
एम -वृक्षारोपण 10.0१ ee 00 | 
ओ-किरकोळ कामे 10.0१ ,०१ ०.०२ | 0.09 04 
पी- व्यवस्थापन a ae 04 ०.०४ ०.०३ 
आर- दळणवळण ०.०५ | oo ,00 -0,04 
वितरण व्यवस्था ०.५६ ६.५० ५.९४ 
एकूण (8) १.०६ ७.९४ ह 
बांधकामे (A+B) ere २८.६४ २२.३६ 
अनुषंगिक खर्च १.५३ २.२० ०.६७ 
प्रकल्प एकूण ७.८१ ३०.८४ २३.०३ 
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१) योजनेचे सिंचन क्षेत्र 


) 
2) लाभव्यय गुणोत्तर :-०.८६ <9 (प्रकल्प मापदंडात बसत नाही) 


३) आर्थिक परतावा दर :- १२.६२ > १२( प्रकल्प मापदंडात बसतो) 
४) पाणीसाठा किंमत :- रु. ९१६४९ < 980433 /स.घ.मी.( प्रकल्प मापदंडात बसतो) 
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